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BEATISSIMO  PADRE. 


La  Commissione  preposta  dalla  Santita  Vostra  alia  rledlfica-' 
zione  della  Basilica  Ostiense , stima  adempire  un  obbligo  del  suo 
©fficio  , umiliando  a Vostra  Beatitudine  una  esposizione  ragionata 
si  di  tutti  gli  acquisti  , lavorazioni  , ed  altre  operazioni  di  ogni 
maniera  per  suo  ordine  o gia  compite , o solamente  intraprese  j si 
di  varj  progetti  sottoposti  all’  approvazione  dell’  Accademia  di- 
San  Luca  , a spcra  eziandio  far  manifesto  lo  zelo  , onde  Essa  Com-* 
missione  si  adopera  ad  una  impresa , che  ordinata  a maggior  gloria 
dell’  Augustissima  Religione  di  Cristo , conforta  nel  tempo  istesso, 
ed  incoraggisce  i cultori  delle  Belle  Arti  , e somministra  alia  San- 
tita Vostra  un  doppio  titolo  alia  gratitudine  dei  contemporanei , e 
dei  posted. 


R E L A Z I 0 N E. 

Qualunque  fosse  il  partito  da  abbracciarsi  , e qualunque  il 
disegno  da  seguirsi  nella  riedificazione  della  Basilica  Ostiense  , era 
primierameute  necessaria  una  copiosa  provvisione  di  legname  , si 
per  le  incavallature  del  tetto  , si  per  costruir  ponti , innalzar  ca-*- 
stelli , e puntellature  sufficienti  ad  assicurare  da  ulteriore  ruina 
le  parti  dell’ jEdificio  superstiti  all’ incendio.  A cio  infatti  volgendo 
le  sue  provide  cure  Monsig.  Tesoriere  Generale,  e desiderando  riu- 
nire  Teconomia  della  ^pesa  alia  bonta  dell’acquisto  , inteso  il  pa- 
rere  de’periti^  contratto  la  compera  della  Maccbia  di  Vitorchia- 
no  : stretto  il  contratto  , e prese  le  solite  precauzioni , si  die  ma- 
no  immediatamente  al  taglio  , il  quale  essendo  stato  continuato  , 
e nella  presente  stagione  condotto  a fine  , ora  si  e iu  grado  di 
liconoscere  a prova  l’utilita  dell’acquisto.  Imperciocche  i legnami 
prodotti  dal  taglio,  non  solo  sono  stati  opportuni  a tutte  le  arma- 
ture , puntellature  , e ponti  ricbiesti  dai  lavori  fin  qui  eseguiti ; 
ma  ne  rimangono  ancora  in  tal  quantita  , e di  tali  - dimeusioni 
( benche  non  tutti  siano  ancora  trasportati  in  Roma  ) cbe  posso- 
no  quasi  intieramente  supplire  a tutte  le  operazioni  da  eseguirsi 
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in  appresso  , e in  porzione  adoperarsi  eziandio  in  varie  parti  della 
contignazione  delPEdificio. 

Analogamente  pero  al  supremo  volere  esternato  nel  Chirografo 
della  Santita  Vostra  , diretto  all’Emo,  e Rmo  Sig.  Card,  della  So- 
maglia  in  data  18'  Settembre  182,5  , che  la  Basilica  di  San  Paolo 
si  riedificasse  nelle  sue  primitive  forme , e proporzioni , la  Com- 
missione  fra  le  sue  cure  principali  incomincio  ad  attendere  studio- 
samente  tanto  alia  scelta  dei  marmi  per  formare  specialmente  le 
colonne  , quanto  alP  acquisto  del  legname  per  la  vasta  contigna- 
zione , onde  provvedere  che  il  taglio  fosse  fatto  a tempo  oppor- 
tune , e che  le  travi  allorche  fossero  da  porsi  in  opera  si  trovas- 
sero  stagionate  a perfezione.  Non  v*  ha  duJ)bio  che  fra  le  parti 
principali , e bellissime  dell’  arsa  Basilica  sono  da  ricordarsi  le  va- 
ste  incavallature  che  reggevano  il  tetto  della  grande  nave  non  so- 
lo , ma  anche  della  nave  traversa  del  Tempio , e che  nella  nuova 
riedificazione  dovranno  sostenere  i rispettivi  Lacunari  , ambedue 
della  estensione  di  palmi  108  , le  di  cui  corde  saranno  larghe 
palmi  a , oncie  4?  e grosse  palmi  a,  eguali  nelle  due  estremita  , 
e di  estensione  compreso  il  muro  , e le  testate  fuori  del  medesi- 
ino  palmi  ia6.  L’Abete  legno  leggiero,  compatto,  ed  eguale  nelle 
sue  estremita,  usato  dagli  Imperiali  Fondatori  della  Basilica,  usato 
dai  Sommi  Pontefici  che  piu  volte  la  restaurarono  , sembro  dover- 
si  preferire  ad  ogni  altro  legno.  Fatta  quindi  una  esatta  nota  della 
quantita  , e delle  dimenzioni  delle  travi  occorrenti  alle  incavalla- 
ture della  Basilica,  s’incominciarono  diligenti  indagini  per  trova- 
re  nello  Stato  Pontificio  una  selva  che  contenesse  un  numero  tale 
di  abeti , da  fame  un  acquisto  cousiderabile  al  bisogno.  E cosi  ve- 
nutosi  in  cognizione  che  nella  selva  de’  Monaci  di  Monte  Corona 
esisteva  un  centinajo  di  abeti  di  varie  misure , fu  la  spedito  il 
Cav.  Girolamo  Scaccia,  che  con  somma  avvedutezza  ne  fece  ese- 
guire  P atterramento  ; verificato  poscia  da  un  perito  Misuratore  . 
Questa  principale  operazione  per  le  cure  , e 1’  attivita  di  quelli 
Monaci  e stata  condotta  a fine , in  guisa  che  ora  si  preparano  i 
trasporti  dalla  sponda  del  Tevere  sotto  la  Badia  di  Moute  Co- 
rona, fino  alPArsenale  di  Ripa  grande  in  Roma.  Sono  poi  da  lo- 
dare  i predetti  Monaci , i quali  per  coricorrere  alia  pin  pronta  rie- 
dificazione della  Basilica  , hanno  rimesso  l’arbitrio  della  corrispo- 
sta  al  supremo  oracolo  di  Vostra  Santita. 

Questo  fu  il  primo  passo  , che  apri  la  via  a si  interressante 
oggetto  : ma  per  compire  la  quantita  de’  legnami  che  era  neces- 
saria  , fu  mestieri  uscire  dallo  Stato  Pontificio  , e ricorrere  alia 
selva  de  Monaci  Eremiti  Camaldolesi  di  Firenze  , la  quale  quasi 
da  se  stessa  si  presentava  alia  riflessione  , come  capace  di  fornir 
legnami  , che  per  qualita  , quantita  , ed  economia , fossero  asso- 
lutamente  da  preferirsi.  Speditovi  quindi  per  cura  principalmente 
delf  Eiiio  , e Rmo  Sig.  Card.  Presidente  della  Commissione  lo  stes- 
so  Perito  verificatore,  questi  al  suo  ritoruo  pote  far  fedc,  che  nei 
magazzeni  , e selve  Camaldolesi  era  la  quantita  de’  legnami  che 
si  richiedeva.  N&  ando  guari , che  rccatisi  in  Roma  due  Deputati 
di  quel  Monastero,  furouo  subitamente  estesi  varj  articoli  di  ana- 


logo  contratto  , finuati  li  8 Giugno  1826  per  parte  della  Basilica 
dal  lodato  Eiho  , e Rmo  Cardinal  Presidente  , c dall’Architetto  Di- 
rettore  Belli , e pel  Monastero  dal  Priore  Don  Michele  Rigogli , e 
Camerlengo  Don  Vincenzo  Frilli.  II  numero  de’  legnami  di  varie  di- 
mensioni  ascende  a 1084,  i quali  compreso  l’acquisto,  e traspor- 
to  all’Arsenale  di  Ripa  grande  in  Roma  si  sono  acquistati  per  la 
somrna  di  sc.  3o52i.  66.  Questi  dovranno  esser  depositati  nel 
detto  Arsenale  nel  termine  perentorio  del  mese  di  Giugno  1828, 
ed  in  fatti  quei  Monaci  hanno  gia  fatto  eseguire  il  primo  traspor- 
to  , il  quale  gia  e arrivato  , non  che  depositato  nel  luogo  sopra 
nominato. 

Provveduti  i legnami , si  penso  ad  una  sollecita , e giudiziosa 
provvisione  di  materiali  , oggetto  non  manco  essenziale  in  un  la- 
voro  di  non  minor  vastita  che  durata.  La  Commissione  fece  quin- 
di  acquisto  di  calce  nella  quantita  di  palmi  cubi  8335a,  e iia5 
-carette  di  puzzolana,  e euro  che  fosse  depositata  in  luogo  appar- 
tato  fuori  della  Basilica.  Perche  poi  la  qualita  de’mattoni,  ed  al- 
tro  laterizio  fosse  di  quella  perfezione  che  desiderabile  in  ogni 
iabbrica  , in  Edificio  di  tanta  mole  e necessaria  , e per  cercare 
eziandio  la  maggiore  economia  nella  spesa , fu  costmita  non  lun- 
gi  dai  vicini  Prati  di  S.  Paolo  una  fornace  per  uso  di  questa  riedi- 
licazione,  e si  procura  che  la  lavorazione  venga  ivi  ridotta  a quella 
bonta,  che  si  puo  maggiore.  Sono  state  anclie  raccolte  delle  masse 
di  laterizio  , ricavate  dalla  demolizione  del  muro  della  nave  tra- 
versa , da  quello  della  nave  grande,  dal  timpano  delPArco  di  Pla- 
cidia  , e da  molti  sgombri  fatti  nelPEdificio.  Si  uso  in  questo  par- 
ticolare  attenzione , a separare  i marmi  da  quelle  masse , racchiu- 
dendo  tutti  gli  avvanzi  di  sculture  , di  colonne , d?  intonachi  piu 
pregievoli  per  la  rarita  del  marmo  , in  un  recinto  appositamente 
formato  nella  navatella  destra  , e per  lo  contrario  riunendo  nel- 
la sinistra  tutti  i rottami  delle  colonne  di  pavonazzetto  , e mar- 
mo pario,  e dei  capitelli , e dei  massi  che  formavano  gli  archi  sii 
le  colonne  della  nave  grande.  Si  e anche  raccolta  fra  le  mace— 
rie  una  sufficiente  munizione  di  ferramenti , che  in  parte  sono 
stati  adoperati  in  tutti  i lavori  che  hanno  avuto  luogo  nella  Ba- 
silica. Come  oggetto  anche  principale  di  una  munizione,  non  e 
stato  tralasciato  l’acquisto  dei  canapi,  e questi  di  varie  lunghez- 
ze , e grossezze  , secondo  il  vario  uso  al  quale  dovranno  impie- 
garsi  , infatti  quelli  di  maggiori  dimenzioni  sono  stati  apposita- 
mente fatti  lavorare , e per  gli  altri  e stata  acquistata  la  munh- 
zione  de’cordami  del  fu  capo  mastro  Lezzani  : quindi  sono  state 
fatte  fare  quattro  mute  di  taglie  con  sue  polee  di  straordinario  , 
ma  necessario  diarnetro  , come  pure  i respettivi  argani  di  non  usa- 
ta  forma,  ma  indispensahile  per  calare  in  terra,  e per  l’innalza- 
mento  delle  colonne  , capitelli , ed  altro  nella  riedificazione  del 
Tempio  , come  pure  , nizze  , curli , le  quali  cose  tutte  unite  ad 
una  suHicente  provvista  di  attrezzi  da  munizione  necessarj  alia 
classe  de’  muratori , ferrari , falegnami , formano  un  complesso  di 
oggetti  atti  ad  intraprendere  qualunque  piu  difficoltoso  lavoro. 


Passando  cl  a gli  acquisti,  e provvisioni  gia  latte,  a quelle  die 
sono  da  farsi , il  principale , anzi  il  piu  interessante  oggetto  da  de- 
finirsi  , era  la  scelta  e 1’  acqulsto  de’  marmi  , giacche  la  Basili- 
ca Ostiense  che  chiamar  si  poteva  piu  marmorea  che  laterizia  , 
era  principalmente  pregievole  per  la  disposizione  , e rarita  delle 
colonne,  unico  modello  delle  antiche  Basilicbe,  dalle  quali  ave- 
va  avuto  origine  la  Gostantiniana.  Yarie  mostre  di  marmi , e gra- 
niti  furono  quindi  presentate  alia  Gommissione  provenienti  e dal- 

10  Stato  Pontificio  , e dagli  Esteri.  Furono  anche  varj  i progetti 
sottoposti  al  savio  intendimento  della  insigne  Accademia  di  S.  Lu- 
ca, come  quella  a cui  per  volere  di  Vostra  Santita , come  dal  lo- 
dato  Ghirografb  , appartiene  giudicare  di  ogni  innovazione  ed  or- 
namento  da  introdursi  nelia  Basilica  , non  che  la  scelta  de’marmi 
occorrenti , onde  procedere  maturamente  in  un  opera,  che  era  del 
pari  interessante  , e difficoltosa.  Si  trattava  per  verita  di  definire 
la  qualita  di  un  marmo  da  potersi  sostituire  al  bellissimo  marmo 
frigio  , del  quale  erano  formate  2,4  colonne  della  nave  grande,  pre- 
ziose  per  la  rarita  , per  la  squisitezza  del  lavoro  , per  la  deriva- 
zione  memoranda  , a qualunque  monumento  antico  secondo  le  va- 
rie  opinioni  archeologiche  appartenevano.  Era  necessaria  tale  quan- 
tity di  marmo  da  formare  non  solo  4 o colonne  di  5 palmi  di  dia- 
metro  , e 4°  di  altezza  , ma  altresi  due  gigantesche  di  5a.  palmi 
di  altezza  , e 6 \ di  diametro  , da  sostituirsi  alle  due  di  marmo 
Jmezio , che  si  bella  mostra  facevano  sotto  PArco  grande  detto  di 
Placidia  : era  altresi  necessario  del  marmo  bianco  atto  a lavorare 
i bellissimi  capitelli  corintj  , e basi  attiche  di  pregiato  lavoro  , e 
dei  marmi  di  vario  colore,  per  pavimenti , impellicciature,  para- 
petti,  ed  altro. 

Sua  Eminenza  Rina  il  Sig.  Card.  Morozzo,  e Guglielmo  Clos- 
.se , progettavano  le  colonne  del  granito  rosso  del  Sena  pi  one.  11 
.marmo  biaqco  e venato  di  Carrara  fu  proposto  da  Camillo  Focar- 
di  - Luigi  Ravaglini  , e da  Tommaso  della  Moda.  Fii  presentato 
.da  Arnaud  un  marmo  bianco  di  Saravezza.  A disposizione  della 
Basilica  erano  tutte  le  cave  de’marmi  e graniti  della  Isola  dell’El- 
ba , donate  dal  proprietario  di  quelle  Signor  Morel  de  Bauvine. 

Monsig.  Nardi,  ed  il  detto  Focardi-Ravaglini  presentavano 

11  marmo  di  Gottanello  dello  Stato  Pontificio,  ed  a questi  si  uni- 
vano  anche  FAlabastro  di  Civitavecchia  , e quello  di  San  Felice  , 
la  Breccia  di  Cori , come  pure  il  piano  d’impellicciatura  del  Se- 
gretario  della  Gommissione,  non  che  gli  scandagli  de’Fratelli  Egi- 
dj , del  Magnani  , dell’Ugolini,  e del  Della  Moda,  relativi  alia  im- 
pcllicciatura  suddetta. 

Nella  Adunanza  tenuta  dalla  inclita  Accademia  di  S.Luca,al- 
lorche  fu  presentato  il  dono  del  Morel , onde  si  osservasse  special- 
4,  m elite  la  qualita  del  marmo  bianco  della  Isola  suddetta  , decise  di 
\oto"concorde  „ che  il  marmo  era  solido  , e poteva  essere  opportu- 
„ no  alF  oggetto  di  colonne,  non  pero  a formal'  capitelli,  e basi 
„ per  essere  il  marmo , come  dicono  gli  Scarpellini , parmaloso;che 
„ pero  credcvano  necessario  , die  persone  intendenti  , e praticke 
v verificassero  sulla  fiiccia  del  luogo  la  quantita  per  formare  co- 
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lonrie  di  uno  , o tine  massi  , e sc  il  marmo  veduto  In  gran- 
„ di  strati , avesse  peli,  macchie,  o altri  diletti , che  lo  deformas- 
„ sero.  ,, 

Preso  pertanto  in  maturo  esame  questo  parere  della  lodata  Ac- 
<pademia , la  Conimissione  decisc  d’inviare  alia  Isola  delfElba  una 
Deputazione , che  pel  merito  dei  soggetti  fosse  al  caso  di  verificarc 
cib  che  P Accademia  avea  osservato , e nomino  a tale  incarico  ii 
Dottor  Carpi  Professore  di  Mineralogia  nelPAfcliiginnasio  della  Sa- 
pienza  , Ceccarini  Scultore , e Farsetti  Scarpellino  , dal  la  relazione 
de’quali  specialmente  risulta  ,,  che  lc  cave  d’Ortano  alto,  e basso, 
„ le  due  di  Capo  d’  Arco  , e quella  delle  Cannelle  sono  tutte  del- 
5,  la  stessa  natura  , ossia  che  il  colore  in  fondo  e hianco,  ed  in 
„ alcuni  strati  e candido  come  il  piu  hel  marmo  statuario  , ma 
5,  nella  superficie  tende  al  grigio , o al  verde  chiaro  seinpre  dis- 
posto  in  linee  . Si  e osservato  in  generale  , che  quanto  piu  e 
superficial,  tanto  piu  e ripieno  di  queste  zone  colorate,  ma  a 
misura  che  s’  interna  net  monte  lia  un  color  piii  bianco  , e piu 
uniforme  la  grana  al  marmo  greco.  Dai  caratteri  che  questi  mar- 
mi  presentano  ( soggiunge  la  relazione)  non  sara  difficile  indi- 
care la  specie  di  lavorazioue  di  cui  sono  essi  suscettibili ; pos- 
sauo  infatti  formarsi  colonne  intere , e di  due  pezzi , ed  anclie 
„ baccellate  , come  pure  capitelli , e hasi , (qualora  internandosi 
„ nelle  cave  si  trovassero  i massi  di  quelle  dimensioni , che  si  ri- 
„ chiedono  per  le  colonne  di  S.  Paolo).  Attualmente  questo  mar- 
,,  mo  non  pare  atto  alia  lavorazione  de’ capitelli  corintj.  Forse  allo- 
,,  raquando  queste  cave  saranno  piu  approfondate , il  marmo  com- 
,,  parira  piu  compatto  e perfetto  come  ordinariamente  si  osser- 
9,  va  nelle  cave  di  simile  natura  , ed  in  questo  caso  sarebbe  ri- 
9,  mossa  ogni  difficolta  , e con  questo  marmo  si  potrebbero  fare 
,,  non  solo  colonne,  basj  , capitelli , ma  qualunque  piu  delicato  la- 
9,  voro.  ,,  Altri  marrni  furono  esaminati  dalla  Commissione  , Ira 
i quali  quello  della  Cava  di  Porticciolo  chiainato  Cipollino  per  la- 
similitudine  che  ha  con  quel  marmo,  ed  ii  granito  bianco  e nero 
della  Valle  Buja , consimile  alPEgizio.  Queste  due  cave,  e special- 
mente quelle  del  granito  dimostrano  patentemente  tanto  nella  su- 
perficie , come  nell’  interno  tinta  uniforme , del  quale  si  possono 
avere  colonne  di  un  sol  pezzo , e dimensioni  di  qualunque  misu-t 
ra.  Ha  auche  esaminato  una  cava  di  serpentino  di  due  qualita , che 
potrebbe  esser  impiegata  come  pietra  di  decorazione. 

Ptiunite  pertanto  dalla  Commissione  tutte  le  mostre  de’  mar- 
mi  di  sopra  nominate  , non  che  tutti  i progetti  della  impelliccia- 
tura , e la  Relazione  dei  Cornmissarj  deputati  all’ Isola  delf  Elba , 
giudico  necessario  sottoporre  P insieme  di  tutto  al  giudizio  della 
Accademia  , la  quale  adunatasi  ai  4 Giugno  1826  , dopo  aver 
letta,  ed  esaminata  tutta  la  posizione  , d’unanime  conseuso  decise. 

„ Il  progetto  di  operare  le  colonne  con  fusto  di  pietra  im- 
„ pelliceiate  cogli  avanzi  del  paonazzetto  antico,  non  e creduto  dal- 
,,  la  Accademia  degno  da  seguirsi , prima  perche  in  gen  ere  quest’ 
„ opera  non  sarebbe  molto  decorosa  ne  solida  , poi  perche  il  pao- 
„ nazzetto  rimasto  si  trova  penetrato  dal  fuoco , e £;uasto  che  piu 
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„ non  e servibile  a tale  oggetto  *,  senza  parlare  della  scannellatu- 
„ ra  impossible  ad  ottenersi  , e di  altri  inconvenienti  inerenti  al 
„ progetto.  ,, 

Circa  i marmi  soggiungeva. 

,,  Che  se  le  colonne  dovranno  essere  di  un  sol  pezzo  , 
,,  potevano  servire  indistintamente  o il  Granito  del  Sempione,  o 
„ quello  dell5  Elba.  ,, 

„ Se  poi  si  era  contenti  di  avere  le  colonne  di  due  pez- 
,,  zi , potevasi  sciegliere  il  manno  della  Isola  suddetta  della  cava 
„ delle  Cannelle  , il  quale  marrao  somigliarebbe  piu  nel  colore, 
,,  e nel  lavoro  alle  colonne  preesistenti , e nulla  poi  manchereb- 
,,  be , se  questo  marmo  potesse  dare  dei  fusti  di  un  sol  pezzo , e 
„ colla  sollecitudine  che  si  richiede. 

Cio  in  quanto  ai  marmi  per  le  colonne  ; circa  poi  alle 
basi , capitelli , cornicione  , 1*  Accademia  opinava  „ che  doveva- 
„ si  preferire  il  marmo  ordinario  di  Carrara  di  prima  qualita  , es- 
„ sendo  piu  lavorabile  che  altro  marmo , e piu  opportuno  a quest* 
« oggetto. 

In  fine  per  gli  altri  marmi  che  occorrevano  per  le  parti 
decorative  del  Tempio,  l’Accademia  propendeva  ,,  pei  marmi  dello 
,,  stato  Pontificio,  cioe  Cottanello,  Alabastro  di  Civitavecchia,  e 
9,  di  San  Felice,  la  Breccia  di  Cori , i quali  marmi  fanno  si  bella 
9,  mostra  nelle  nostre  Chiese , e Basiliche. 

Dopo  questo  voto  della  Accademia  di  San  Luca , la  quale  co- 
me e stato  detto  per  forti  ragioni  escludeva  F impellicciatura,  fu 
presentato  all’Emo,  e Rmo  Sig.  Card.  Presidente  un  progetto  per 
conciliare  le  diverse  opinioni,  di  alternare  cioe  le  colonne  della 
nave  grande , ossia  collocare  una  colonna  impellicciata  fra  due  so- 
lide  di  uno  , o due  massi  , in  guisa  che  costruendo  un  arco  che 
parta  dal  centro  della  prima  , e si  posi  sopra  quello  della  terza 
colonna  solida , si  ponga  quella  impellicciata  fra  queste , la  quale 
colonna  reggendosi  sopra  la  propria  mole , resti  quasi  oziosa  sotto 
l’arco  medesimo  retto  da  suoi  solidi  sostegni. 

Questa  proposizione  fu  anche  trasmessa  alia  lodata  Accademia 
col  dubbio. 

„ Se  conveniva  e per  solidita,  e per  magnificenza  adot- 
„ tare  il  proposto  progetto  ,,  tanto  piu  che  la  Deputazione  de* 
Scarpellini  nella  Relazione  estesa  nella  Basilica  Ostiense  di  Con- 
corde sentimento  decise  „ che  senza  difficolta  si  potevano  forma- 
„ re  col  marmo  non  tocco  dal  fuoco  venti  colonne  impelliccia- 
„ te , e baccellate , quante  appunto  lie  richiedeva  il  sopradescrit- 
,,  to  progetto.  „ 

L’  Accademia  di  San  Luca  adunatasi  il  di  a6  Agosto  1826 
rispose. 

,,  1.  In  quanto  alia  solidita,  e ben  vero  che  praticando- 
„ si  questi  archi  alternativi  si  diminuisce  la  solidita  , nulladime- 
„ no  la  costruzione  dell’  Edificio  fatta  in  tal  guisa  puo  reputarsi 
„ bastantemente  solida.  Questa  minorazione  di  solidita  poi  trat- 
„ tandosi  di  un  edificio  si  vasto,  c costoso  e da  calcolarsi.  ,, 


,,  a.  In  quanto  alia  mngnificenza  , non  si  pud  ottenere 
,,  il  decoro  necessario  alia  maesta  di  un  tanto  Edliicio  , si  per 
„ r indole  della  impellicciatura  medesima  lavoro  da  valutarsi  po- 
,,  co,  si  per  1*  impossibility  di  peter  adattare  le  venature  che  lac- 
,,  ciano  una  adeguata  illusione  , si  infine  perclie  il  lavoro  non  e 
,,  di  tanta  tenacita  , che  dopo  qualche  tempo  non  si  guasti , spe-i 
,,  cialmente  in  luogo  esposto  alia  umidita.  „ 

A1  vigilantissimo  Presidente  della  Accademia  di  San  Luca  neli* 
atto  di  umiliare  il  parere  surriferito  all’  Eiho  , e ltriio  Sig.  Card. 
Presidente , venue  al  pensiero  altra  lodevole  idea  , se  si  potevanct 
cioe  ripristinare  un  dato  numero  di  colonne  solide  di  quelle  mc- 
desime  che  sono  rimaste  in  piedi  nella  parte  destra  della  nave 
grande  della  Basilica.  Condusse  sulla  faccia  del  luogo  alcuni  rispet- 
tabili  suoi  Colleghi  , i quali  non  dubitarono  di  confermare  , che 
si  potevano  molto  bene  restaurare  otto,  o dieci  colonne,  e com- 
municato  tale  pensiero  alia  Glasse  degli  Architetti , particolarmen-t 
te  e senza  figura  di  seduta  convocati  in  sua  casa , applaudironlo , 
credendo  progetto  degno  di  sottoporlo  alia  esame  della  Congrega- 
zione  Generale , che  di  nuovo  a tab  uopo  convocossi  il  di  2,9  Ago- 
sto  , nella  quale  unanimamente  si  decise  ,,  che  invece  di  operare 
„ colonne  impellicciate  , era  piu  conveniente  e decoroso  restaura- 
„ re  , e rimettere  in  piedi  otto  , o dieci  colonne  massiccie  , re- 
„ staurandole  con  quelle  della  mano  sinistra  , facendo  li  Signo- 
„ ri  Professori  di  Architettura  una  osservazione , che  queste  colon- 
„ lie  in  caso  che  si  restaureranno  , non  si  potranno  collocare  neb 
„ la  nave^ grande,  come  sostegno,  ma  conviene  porle  in  luogo  do- 
5,  ve  facciano  decorazione  , e non  sopportino  peso.  „ 

Parimenti  PAccademia  rigetto  un  altro  progetto  di  formare  cioe 
colonne  con  varj  rocchi  di  granito  or  ora  estratti  dai  ruderi  del 
Tempio  di  Venere  , e Roma,  come  quelli  del  Foro  Trajano  , e con 
altri  dispersi  nella  Citta , giacche  osservava  ,,  che  erano  varj  i dia- 
,,  metri,  e per  lo  piu  tutti  minori  di  palmi  5 di  diametro  neces- 
„ sario  per  le  colonne  della  nave  grande  della  Basilica , e che  es- 
,,  sendo  questi  di  varie  lungliezze  , e mancanti  o deH’imoscapo  , 
„ o del  sommoscapo,  necessitava  formare  colonne  di  piu  rocchj , 
„ il  che  sarebbe  contrario  alia  solidita,  e decoro  del  Tempio:  che 
„ pero  credevano  essere  ottima  cosa  averli  in  considerazione,  giae- 
„ che  benissimo  si  potranno  adattare  in  adornamento  e decorazio* 
,,  ne  nelle  varie  parti  dell’Edificio.  ,, 

Avendo  la  Commissione  discusso  quanto  poteva  condurre  ad 
un  risultato  di  decisione  sulla  scelta  dei  diversi  progetti , e deter- 
minare  la  qualita  del  marmo  da  preferirsi , ne  formo  un  convenien- 
te rapporto  per  la  Congregazione  Generale  , la  quale  radunatasi 
avanti  l’Emo,  e Rmo  Sig.  Card.  Presidente  nella  sera  dei  5 Ot- 
tobre  1826  , ai  due  dubbj  che  fra  gli  altri  furono  proposti  , cioe 
„ Se  per  le  quaranta  colonne  della  nave  grande  della  Ba- 
„ silica  Ostiense  si  debba  sciegliere  o il  marmo  bianco  , o il  gra- 
„ into  della  Isola  delP  Elba  , o il  granito  del  Sempione  secondo 
„ il  voto  Accademico , e di  qual  marmo  debbansi  formare  le  due 
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,,  colonne  per  P Arco  di  Placidia , o sciegliersi  11  medesimo  delle 
„ quaranta  colonne  , ovvero  altro  marmo.  „ 

„ Se  sia  da  adottarsi  il  voto  della  Accademia  suddetta 
„ relativo  al  restanro  di  otto  , o dieci  colonne  di  paonazzetto , per 
„ essere  impiegate  fuori  della  nave  grande  a solo  fine  di  ornamen- 
„ to,  e decorazione  ec.  ,, 

Rlguardo  a questo  rispose  „ Affermativamente  , e poiche  dal- 
„ la  Accademia  di  S.  Luca  non  si  sono  riconosciute  buone  per 
,,  servire  ad  impellicciatura  , e scannellatura  di  altre  , le  quali 
5,  non  sarebbero  pregievoli  alia  vista  degli  eruditi  osservatori , ne 
„ molto  solide  a sostenere  1’ enorme  massa  de’muri,  e legnami , 
„ si  e creduto  di  usarne  almeno  ad  ornato  de’grandi  Altari. 

Intorno  al  primo  rescrisse  „ Ritenendo  cio  che  riferi  la  Commis- 
„ sione  spedita  alP  Isola  dalP  Elba , vale  a dire  che  le  cave  di  mar- 
5,  mo  bianco  non  presentanola  sicurezza  pel  numero  necessario  del- 
5,  le  colonne  da  formarsi  di  un  sol  pezzo  , ed  attenendosi  al  pria- 
„ cipio  riconoscinto  dalla  Accademia  di  S.  Luca  cioe , che  sono 
„ adottabili  , ed  indistintamente  buoni  i graniti  tanto  della  Isola 
„ suddetta,  che  del  Sempione  , si  e risoluto,  che  debbano  ecci- 
,,  tarsi  i due  aspiranti  Signori  Morel  , e Glosse  a dare  le  loro  of- 
9,  ferte  per  le  colonne  esattamente  descritte  nella  loro  dimenzio 
„ ne , e qualita,  lavorate  a compimento  in  rnodo  che  manchi  la  sola 
„ lustratura  , e portate  , e scaricate  presso  San  Paolo  , o altro 
5,  luogo  vicino  , ad  un  prezzo  fisso  e non  variabile  per  qualunque 
55  vicenda  di  trasporto  , dazio  di  Stato  Estero  ec.  previo  un  esatto 
5,  capitolato  ^ e la  garanzia  , onde  presciegliere  chi  presenta  , ed 
5,  assicura  un  miglior  parti  to. 

In  seguito  di  questa  risoluzione  della  Congregazione  Genera- 
le,  furono  subito  fatti  consapevoli  i due  Aspiranti  Morel,  e Glos- 
se, che  per  prima  si  voleva  avere  sotto  gli  occhj  un  rocchio  di 
granito  di  sufficiente  grandezza  ,per  poter  da  questa  mostra  conosce- 
re  la  lavorazione  , e la  bellezza  di  quel  marmo  , onde  la  lodata  Ac~ 
cademia  potesse  fare  quelle  osservazioni  opportune  , ed  esternare 
alia  Commissione  il  savissimo  suo  Giudizio  j in  seguito  fu  estesa , 
e communicata  ai  detti  Aspiranti  il  di  io  Ottobre  1826  una  No- 
tificazione  , non  solo  per  la  quantita , qualita , e misure  delle  co- 
lonne  , ma  anche  la  lavorazione , ed  i patti  , e condizioni  , che 
dalla  Commissione  si  volevano  per  venire  alia  decisione  di  si  in- 
teressante  oggetto  , sopra  la  quale  fondare  una  esatta , e circo- 
stanziata  ofi'erta  di  tale  fornitura  , che  dovevasi  presentare  unita- 
mente  alia  mostra  nel  fine  del  mese  di  Settembre  1826  , il  qual 
termine  fu  prolungato  giustamente  , non  solo  attesa  la  difficolta 
delP  oggetto  , ma  anche  per  le  intemperie  della  stagione  , che  ri- 
tardavano  il  taglio  , e trasporti  delle  mostre. 

11  primo  che  adempi  la  sua  Commissione  fu  il  Glosse,  che 
fece  venire  in  Roma  tre  rocchi  di  granito  bianco  , e ncro  , pro- 
venienti  dalle  cave  granitichc  del  Regno  Lombardo  Yeneto  creduto 
dalP  Offerente  migliore  si  per  la  tinta  , si  per  la  qualita  di  quello 
del  Sempione,  gia  in  principio  presentato  alia  Commissione. 


Quest!  rocclii  uno , de  quali  lustra  to  , furono  sotloposti  all* 
csame  della  inclita  Accademia  di  San  Luca,  ad  effetto  di  esami- 
narli  (sebbene  non  fossero  pervenute  le  mostre  di  quello  dell’El- 
ba  ),  e decidere  sul  loro  merito,  ed  estcrnare  il  suo  saggio  , ed 
av\<eduto  consiglio  alia  lodata  Connnissione  di  San  Paolo. 

In  adempimento  adunque  del  venerato  Dispaccio  delPEmo, 
e Rmo  Sig.  Card.  Presidente  in  data  16  del  1827,  si  rauno  l’Ac- 
cademia  di  S.  Luca  il  di  21  del  detto  anno  in  Congregazione  Ge- 
nerate ; e fece  registrare  il  suo  sentimento  in  questi  termini. 

,,  L’ Accademia  di  San  Luca  ha  esaminato  i detti  bloc- 
,,  chi , e non  conosce  uua  qualita  di  granito  piu  bello  di  quello 
„ gia  ridotto  a pulimento  , e commendevole  assai  tanto  per  la  so- 
,,  lidita  , quanto  per  la  sua  vaga  , ed  armonica  tinta,  che  per- 
,,  fettamente  deve  concordare  col  rimanente  dell’  Edificio , anzi  la 
„ tinta  di  questo  granito  tiene  moltissimo , e rassomiglia  all’anti- 
„ co  Paonazzetto , e sta  molto  bene  in  armonia  colla  base,  e coi 
„ capitelli  di  marrao  bianco  , tantoche  se  P Offerente  mantiene  le 
,,  condizioni  ad  esso  imposte  , all’  Accademia  pare  assai  difficile 
,,  che  anche  posto  al  confronto  cogli  altri  graniti  , egli  non  possa 
„ esser  preferito. 

Dalfesame  comparative  che  P Accademia  istituira,  allorquan- 
do  saranno  qui  giunte  le  mostre  delle  cave  granitiche  della  Isola 
delP  Elba  , per  le  quali  si  e dato  una  proroga  fino  al  termine  del 
corrente  mese  di  Febbrajo  1827,  si  verra  alia  decisione  di  que- 
sto interessante  oggetto , per  metter  rnano  alle  lavorazioni  nel 
magnifico  Tempio  Costantiniano. 

E siccome  poi  niuna  difficolta  si  presento  dalla  Congregazio- 
Jie  relativamente  al  marmo  bianco  di  Carrara  , col  quale  formare 
base  e capitelli , essendo  questo  marmo  solo  giudicato  dalla  Acca- 
demia di  San  Luca  atto  a tale  lavorazione  ; quindi  e che  dal  Se- 
gretario  della  Commissione , previo  il  consulto  degli  Archifetti,  fu- 
rono estesi  gli  articoli  di  tale  fornitura  , e communicati  a varj 
Fornitori , onde  nel  termine  perentorio  dei  20  Novembre  1826  pre- 
sentassero  la  loro  Offerta  in  quei  termini  e condizioni  espresse  ne- 
gli  Articoli  soprannominati.  Ora  si  e data  una  prima  commissione 
la  quale  servira  di  norma  , e di  base  per  stabilir  poi  il  contratto 
generate. 

In  fine  e stata  adottata  la  scelta  de’  marmi  dello  Stato  Pon- 
tificio  per  tutte  le  parti  decorative  , essendovi  anche  gran  quanti- 
ta  di  varj  marmi  , non  che  tutte  le  colonne  dell’  arsa  Basilica  , 
quali  marmi  si  possono  configurare  , ed  adattarli  e per  decorazio- 
jie  j impellicciature  , balaustre  , e specialmente  pel  pavimento  che 
dovrassi  sostituire  a quei  frammenti  antichi , coi  quali  era  lastri- 
cata  la  Basilica  Ostiense. 

Ora  facendo  passaggio  ai  lavori  che  sono  stati  gia  condotti  a 
fine,  o innoltrati , come  pure  incominciati  , devesi  in  prima  far 
menzione  , che  saviamente  , e come  Parte  insegna  fin  da  principio 
fu  data  opera  ad  innalzare  una  armatura  sotto  l’arco  di  Placidia  con 
comodi  ponti  di  communicazione , li  quali  servissero  a piu  usi , se- 
coudo  che  il  bisogno  richiedeva.  Infatti  era  necessario  praticare  libe- 
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ramente  intorno  PArco  di  Placidia , onde  osservare  1 suoi  andamentl , 
conoscere  lo  stato  attuale , esaminarlo  secondo  i principj  delPArte, 
osservarne  lo  strapiombo ; al  qual  fine  furono  proluugati  alia  parte 
Interna  delPArco  , ed  infine  condotti  fino  alPAbside  della  Basilica  , 
e tutto  cio  anche  col  lodevol  fine  di  restaurare,  ed  assicurare  non 
solo  il  musaico  dell’Abside  suddetto,  ma  specialmente  quello  che  ri- 
cuopre  il  nominato  Arco  dalla  parte  della  nave  grande,  come  si  di- 
ra  in  seguito.  Ma  a quello  che  mol  to  giovo  qnesta  armatura  fu  , che 
servi  per  assicurare  l’Arco  suddetto , in  oggi  strapiombante  qua- 
si due  palmi  dal  piede  della  colonna  alia  sommita  del  Musaico  , 
„ conseguenza  del  tempo  , e delle  circostanze  ,,  infatti  dove  prima 
per  precauzione , e cautela  leggermente  eranvi  stati  posh  soste- 
gni  , si  fu  costretto  duplicarli  , e fortificarli  , giacche  1’  Arco  for- 
zava  a poggiarsi  sopra  Parmatura  , non  che  decimare  il  muro  del 
timpano  soprapostovi  , onde  alleggerire  il  peso ; e pel  medesi- 
mo  fine  di  assicurare  tutti  i Musaici  che  tessono  la  Storia  di  questa 
Arte,  furono  anche  costrutti,  ed  innalzati  i ponti  per  praticare  li- 
beramente  innanzi  il  Musaico  della  Facciata  della  Basilica , opera 
del  decimoquarto  secolo  della  nostra  redenzione.  Tutte  queste  ar- 
mature poi  serviranno  molto  opportunamente  nella  riedificazione ; 
ed  una  prova  di  cio  e il  giovamento  che  queste  hanno  arrecato 
nelP  atterramento  delP  Arco  grande  , e di  tutta  la  divisione  nella 
nave  traversa. 

Fatte  queste  prime  operazioni  non  si  manco  di  coprire  prin- 
cipalmente  il  quadro  delPAltare  delPAbside  dipinto  sopra  la  Java- 
gna  , non  che  i quattro  ovati  a fresco  che  decoravano  i muri  la- 
terali  di  quello  , onde  maggiormente  non  fossero  danneggiati  , e 
qui  e dovere  riferire  che  presi  in  considerazione  li  freschi  che 
decoravano  le  pareti  della  nave  grande , e specialmente  la  serie  de 
Romani  Pontefici  dipin ti  nell’epoca  di  S.  Leone  I,  con  contratto 
economico  fatto  col  Pittor  Succi , furono  i ritratti  de’ detti  Ponte- 
fici distaccati  dal  muro  e posti  in  tela  col  suo  particolar  segre- 
to , per  nuovamente  situarli  al  loro  posto , allorche  di  nuovo  sa- 
ranno  ricostrutti  i muri , e cio  per  conservare  questi  monumenti 
gloriosi  ne’  fasti  della  Chiesa  , rispettabili  per  P anti chita , ed  am- 
mirabili  nella  Storia  delle  Arti. 

Ed  affinche  ancora  si  conoscessero,  e fossevi  memoria  de’qua* 
dri  che  ripartiti  decoravano  le  pareti  al  di  sopra  della  serie  dei 
Sornrni  Pontefici,  fu  data  cotnmissione  al  suddetto  Succi,  di  di- 
staccarne  due  , i quali  uniti  ai  retratti  suddetti  si  conservano  nel 
Monastero  annesso  alia  Basilica.  Ma  siccome  P Arte  non  sommi- 
nistra  inezzi  opportuni  di  custodire,  e conservare  lungo  tempo  que- 
ste pilture  distaccate  in  talc  stato,  quale  nccessita  per  felicemen- 
te  eseguire  P altra  operazione  di  rimetterle  cioe  nel  luogo  desti- 
nato  , quindi  e stato  approvato  il  proggetto  di  formare  il  neces- 
sario  numero  di  lastre  di  Peperino  della  lunghezza  , c larghezza 
richiesta  , sopra  le  quali  distendere  Pintonaco  da  muratore  , ed  ivi 
trasportarvi  di  nuovo  le  dettc  pitture  , quali  lastre  poi  liberamen- 
te , e senza  dillicoltd  si  potranno  collocare  , ed  incassare  nolle  pa- 
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rcti  , le  quail  prima  dell’  incendio  erano  con  quCste  decorate  , ed 
attualmente  sotto  la  direzione  e condotta  del  nominato  Sued,  si 
sta  eseguendo  detto  lavoro.  In  fine  poi  Monsig.  Tesoriere  Gene- 
rale  fece  da  valente  pittore  copiare  fedelinente  tulte  le  pitture 
della  parete  destra , giacche  la  sinistra  era  caduta  nel  funesto  in- 
cendio , ed  il  Segretario  della  Commissione  fece  eseguire  un  esat- 
to  , e dettagliato  disegno  in  pittura  del  Musaico  delPArco  di  Pla- 
cidia , necessario  a conoscersi  per  la  fedele  restaurazione  di  un 
opera  unica , e singolare  : e per  parlare  a pieno  di  questo. 

Conoscendosi  quanto  si  fosse  il  pregio  attribuito  dagli  Artisti , 
ed  Archeologi  a quel  capo  d’opera  deH’arte  musiva  , che  orna  il 
detto  Arco  , e vedendolo  esposto  alle  intemperie  delle  stagioni  , 
ed  in  pericolo  di  andar  perduto  , fu  risoluto  di  por  mano  ad  ogni 
mezzo  opportuno  si  a preservarlo  da  ulteriori  danni , si  a fare  quel 
restauro  che  sembrasse  migliore.  Fu  dunque  formato  un  tetto  tem- 
porario  sul  ciglio  della  superiore  inscrizione , e fu  affidata  al  va- 
lente Musaicista  Giacomo  Raffaelli  la  cura  del  lavoro.  Questi  in- 
eomincio  dal  porre  riparo  al  continuo  cader  delle  tessere  distacca- 
te  dal  muro  per  la  decomposizione  dello  stucco  operata  dal  fuo- 
co , mettendo  in  opera  tutti  i mezzi  somministrati  dall’Arte  per 
fortificare  quelle  pin  scatenate  , e quelle  che  distaccate  dal  muro 
formavano  pretuberanze , non  che  le  labili  estremita.  La  stessa 
mano  soccorritrice  fii  portata  al  Musaico  della  Facciata  , il  quale 
anche  prima  dell’ incendio  era  stato  molto  danneggiato  dal  tempo. 
Passando  quindi  a quanto  dalla  Commissione  si  e pratticato  , onde 
provvedere  al  pronto  e conveniente  restauro  dei  Musaici  nomina- 
ti,  primieramente  il  suddetto  Raffaelli  ha  fatto  conoscere  il  modo 
col  quale  distacchera  le  parti  figurative  del  Musaico  dell’Arco  di 
Placidia  senza  punto  scomporre  le  tessere  che  lo  compongono  ; 
giacche  non  si  pud  restaurare  sul  medesimo  intonaco.  In  seguito 
non  si  e tralasciato  di  conoscere  esattamente  non  solo  le  piu  det- 
tagliate  misure , ma  anche  scandagliare  tutto  cio  che  si  pud  con- 
servare , quindi  si  e procurato  di  riunire  le  tessere  che  spessissime 
cadevano  in  terra  ; che  anzi  a maggior  vantaggio , e cognizione 
della  quantita  , e qualita  sono  state  divise  le  varie  tinte,  e sepa- 
ratamente  pesate  , essendosi  perfino  pesato  il  palmo  quadrato  com* 
posto  di  quelle  tessere  antiche  , onde  tutto  fosse  conosciuto  , e 
ponderato  nel  contratto  che  dovevasi  stabilire  con  chi  doveva  re- 
staurare i Musaici  suddetti.  Infatti  dopo  aver  maturamente  esami- 
nati  i diversi  progetti  presentati  da  varj  Musaicisti  , non  che  di- 
scusse  le  condizioni  per  tali  operazioni  , dalla  Commissione  fu  sta- 
bilito , che  i Musaicisti  della  Basilica  di  S.  Pietro  restaureranno  i 
Musaici  dell’Abside  , e della  Facciata , mentre  il  Raffaelli  per  ora 
distacchera , e riattacchera  il  figurato  , gli  ornati , e tutto  cio  che 
merita  conservazione  di  quello  delPArco  di  Placidia.  In  seguito  di 
questa  deliberazione , sono  stati  firmati  sotto  la  data  dei  2,  Decem- 
bre  1826  i contratti  di  tali  lavorazioni , alle  quali  quanto  prima  si 
porra  mano. 

Trattando  ora  de*  progetti  presentati  alia  lodata  Commissione, 
e quindi  trasmessi  alia  insigne  Accademia  di  San  Luca  , il  Segre- 
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tario  della  Commissione  analogamente  al  Chirografo  della  Santita 
Vostra,  che  sebhene  voleva  che  la  Basilica  Ostiense  di  nuovo  si 
riedificasse  secondo  Pantica  architettura  , faceva  anche  conoscere 
che  dovevansi  togliere  quelle  parti  che  ne’tempi  posteriori  'alia  sua 
primitiva  f’ondazione  avevano  alterata  la  semplice  , e grandiosa  ar- 
chitettura di  questa,  presento  all’Emo,e  Rrho  Signor  Card.  Pre- 
sidente  una  Proposizione  tendente  a ridurre  la  Basilica  al  primi- 
tive stato  Costantiniano , mediante  Patterramento  della  divisione' 
della  nave  traversa , opera  de’ tempi  posteriori,  innalzata  a solo 
fine  di  sorreggere  la  lunga  tratta  della  contignazione  che  copriva 
la  nave  suddetta.  Fu  trasmessa  questa  proposizione  alPAccademia 
di  S.  Luca  , onde  verilicasse  con  argomenti  di  Arte,  se  quella  di- 
visione era  opera  posteriore  alia  primitiva  edificazione  , e se  con- 
veniva  in  merito  di  gusto  demolirla.  Infatti  portatasi  la  GlasseAr- 
chitettonica  sulla  faccia  del  luogo  , ed  osservato,  esaminato  , ve- 
rificato  secondo  i principj  dell’arte  il  detto  muro  di  divisione  , a 
pieni  voti  nella  Congregazione  Generale  decise  , essere  ottima 
eosa  il  demolirlo,  per  ritornare  la  fabbrica  alia  sua  antica  sem- 
plicita. 

Approvata  questa  decisione  Accademica  dal  supremo  oracolo 
della  Santita  Vostra  , si  pose  immediatamente  mano  alia  demoli- 
zione  della  parte  laterizia  che  comprendeva  anche  il  grande  Arco 
che  accompagnava  quello  di  Placidia  , ed  in  seguito  per  mezzo  di 
ponti  e castelli  si  calarono  non  solo  i cornicioni  , ed  i capitelli 
delle  otto  colonne  che  decoravano  , e sorreggevano  la  divisione 
suddetta,  ma  anche  i fusti  delle  dette  colonne,  le  quali  ora  dimo- 
strano  ad  evidenza  quanta  forza  abbia  avuto  il  fuoco  su  quei  mar- 
mi  orientali , durissimi , e solidissimi  per  la  specie  loro,  come  pu- 
re quanto  sia  stata  giusta  , e dotta  la  lodata  proposizione  fonda- 
ta  sopra  il  voto  coinune  degli  eruditi  , saggio  il  giudizio  della  in- 
el  ita  Accademia  di  San  Luca  , lodevole  la  sanzione  della  Santita 
Vostra  , nel  veder  la  Basilica  , coll’atterramento  di  quella  rnaliu- 
tesa  divisione,  ritornare  nella  sua  primitiva  magnifica  architettu- 
ra.  Cio  in  quanto  alia  proposizione  suddetta.  > 

Ora  non  resterebbe  a parlare  che  del  necessario  restauro  all’Ar- 
co  di  Placidia,  che  fra  le  bellissimc  parti  che  si  ainmiravano  in 
questa  Basilica  avea  certo  il  primo  luogo,  si  per  la  sua  mole , si 
pel  musnico  che  lo  copriva  , e per  le  due  gigantesche  colonne  che 
lo  sorreggevano.  L;  incendio  che  distrusse  tanta  parte  di  questo 
edificio  non  perdono  a questo  grande  sforzo  dcll’Arte  di  un  epo- 
ca  che  si  chiama  di  deendenza.  Fu  pero  presentata  una  proposi-. 
zione  anonima  all’Emo,  e R1I10  Signor  Cardinal  Presidente  , nella 
quale  si  esponeva  , e con  disegno  si  manifestava  il  modo  di  ripa- 
rarlo  , 1‘ortilicandolo  con  un  nuovo  sotPArco,  ed  avvicinando  al 
centro  le  due  colonne  da  sostituirsi  a (pielle  di  marmo  Imezio  , 
che  prima  di  perir  nell’ incendio  gli  sottostavano.  Per  una  delle 
due  colonne  da  sostituirsi  si  progettava  quella  che  giace  nel  Cor- 
tile  del  Palazzo  di  Monte  Citorio  , che  ha  la  dimensione  di  pal- 
jni  .r)a,.  8 come  le  due  della  Basilica  , e per  l’altra  si  additava  il 
inodo  di  comporla  di  varj  rocclii  di  cipollino  dispersi  per  la  Cit- 
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ta.  L’Accademia  di  S.  Luca,  a cui  fu  sottoposta  questa  duplice 
proposizione , quanto  alia  prima  parte  rispose  che  ,,  in  un  Edifi- 
„ cio  di  tanta  maesti , e solidita  , non  dovevasi  abbracciare  pro- 
,,  getti  di  restauro  , ma  di  nuovo  rifabbricare  le  parti  ofFese  dell* 
„ Arco  , giacche  i danni  non  erano  di  piccola  entita  , ma  davano 
„ manifesti  segni  di  avanzamento.  ,,  Le  stesse  ragioni  valsero  an- 
che  ad  escludere  la  seconda  parte  del  progetto  , quella  cioe  che 
riguardava  le  colonne  di  cipollino  da  sostituirsi  : giacche  ,,  quella 
,,  di  Monte  Citorio  h rotta  in  maniera  che  la  fenditura  dall’imo- 
„ scapo  progredisce  obbliquamente  per  circa  palmi  7.  ^ , e la  na- 
„ tura  del  marmo  e molto  sfaldabile  , cagion  per  cui  non  e stata 
,,  mai  messa  in  opera.  ,,  Esclusa  poi  questa , per  legittima  con- 
seguenza  viene  ad  escludersi  la  seconda,  la  quale  e per  la  quan- 
tity de’  massi  , e per  la  irregolarita  delle  rotture  toglie  la  solidita 
tanto  necessaria  in  questo  Edificio , ed  anche  indurrebbe  inegua- 
glianza  di  tiuta  nell’assieme  della  colonna.  Essendosi  degnata  la 
Santita  Vostra  di  confermare  il  voto  delF  Accademia  , e di  con- 
sentire  che  il  detto  magnifico  Arco  lungi  dal  doversi  ristaurare 
con  alcuna  benche  leggiera  variazione  della  sua  antica  Forma  , deb- 
ba  anzi  ricostruirsi  in  tutte  le  sue  antiche  dimensioni  , non  man- 
cano  per  porre  mano  a questo  lavoro  che  le  due  gigantesche  co- 
lonne , sulle  quali  esso  Arco  deve  poggiare.  Dalla  soilecita  provi- 
sione  di  queste  , dipende  il  principio  efFettivo  della  riedificazione 
della  Basilica  , che  non  ha  guari  era  oggetto  di  ammirazione  a 

:ulto  della 
, da  quan- 

La  Commissione  sunnominata , nell*  atto  di  presentare  alia 
Santita  Vostra  questa  Relazione  unita  al  Sommario  dei  Documen- 
ti  Autentici  , e dei  Contratti  , prostrata  al  bacio  de’  Santissimi 
Piedi  implora  l’Apostolica  Benedizione. 


tutte  le  genti , venerata  dai  Cattolici  per  cagione  del  < 
Religione  , visitata  per  amore  delle  Arti , e delle  Antichita 
ti  hanno  senso  di  dottrina,  e sapere. 


Giulio  Maria  Card.  Della  Somaglia  Presidente. 

Angiolo  Uggcrl  Segretario. 
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